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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 343 

19 Μαΐου 2006 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 

Αριθ. 1600 

Ο Δήμαρχος του ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ Λασιθίου προ¬ 
κηρύσσει Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή 
δημοπρασία με κριτήριο για την ανάθεση του έργου 
την χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με το ν. 1418/1984, τα 
εκτελεστικά του διατάγματα και το ν. 3263/2004, όπως 
αυτά ισχύουν κατά την ημέρα αποστολής της περίλη¬ 
ψης Διακήρυξης για δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο, 
για την κατασκευή του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
ΠΟΛΗΣ & ΟΙΚΙΣΜΩΝ Β’ ΦΑΣΗ.». 

Με το σύστημα προσφοράς με «επί μέρους ποσοστά 
έκπτωσης σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημέ- 
νων τιμών της υπηρεσίας, σε ακέραιες μονάδες επί 
τοις εκατό, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους 
ποσοστών έκπτωσης», σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 4 παρ. β, του ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα και 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» ως και του άρθρου 9 του 
π.δ. 609/1985 ως ισχύουν σήμερα. 

Συνολική δαπάνη προϋπολογισμού με Γ.Ε.& Ε.Ο., απρό¬ 
βλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 430924 

Τόπος εκτέλεσης του έργου: Σητεία και δημοτικά δι¬ 
αμερίσματα. 

Περιγραφή έργου: Πρόκειται για ασφαλτόστρωση - 
τσιμεντόστρωση δρόμων. 

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: 5 ΜΗΝΕΣ. 

Το έργο ανήκει στη κατηγορία: ΟΔΟΠΟΙΙΑ 

Η Δημοπρασία θα γίνει στις 12.6.2006 ημέρα Δευ¬ 
τέρα και ώρα 10 π.μ. (που θα είναι η ώρα λήξεως της 
παραλαβής προσφορών), από την αρμόδια επιτροπή 
στα γραφεία του ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ, με τις διαδικασίες 
που προβλέπονται στο άρθρο 17 του π.δ. 609/1985 περί 
κατασκευής Δημοσίων έργων και του άρθρου 3 του ν. 
3263/2004. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο η δημοπρασία δεν διε- 
νεργηθεί κατά την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία, 
θα γίνει εκ νέου στις 19.6.2006 ημέρα Δευτέρα και ώρα 
10π.μ. με τις ίδιες διαδικασίες. 


Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές, εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ ..1η τάξεως και άνω 
για έργο Οδοποιίας, προερχόμενες από κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
χώρου (ΕΟΧ) ή της Σ.Δ.Σ. του ΠΟΕ. 

Το έργο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Θησέας, με 
φορέα κατασκευής τον ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ προς τον οποίο 
θα απευθύνεται και εγγύηση συμμετοχής στην δημο¬ 
πρασία που ορίζεται στο ποσό € 7160 ποσοστό 2% επί 
του προϋπολογισμού μελέτης του έργου, παρέχεται με 
εγγυητική επιστολή Τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα 
στην Ελλάδα ή του ΤΣΜΕΔΕ ή του Τ.Π.& Δ. ή με οποιο- 
δήποτε άλλο τρόπο προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις 
και θα ισχύουν το λιγότερο για διάστημα 90 ημερών, 
από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 23 του π.δ. 
609/1985 όπως ισχύει) 

Πληροφορίες καθώς και τεύχη δημοπράτησης θα 
παρέχονται από τα γραφεία του ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ τις 
εργάσιμες μέρες και ώρες, (τηλ 28430- 29400 - 29425), 
μέχρι και δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την διεξαγωγή 
της δημοπρασίας. 

Σητεία, 16 Μαΐου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ 

Αριθ. 8208 

Ο Δήμαρχος Πυλαίας Θεσσαλονίκης προκήρυσσει 
ανοικτή δημοπρασία, με σύστημα υποβολής προσφορών, 
την προσφορά επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά 
ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποι- 
ημένων τιμών της μελέτης, με έλεγχο ομαλότητας των 
επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και σε έντυπο προσφο¬ 
ράς της Υπηρεσίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέ¬ 
λεσης του έργου «Ηλεκτροφωτισμός νησίδας Φελλού, 
Τερψιθέας, Σαπφούς», σύμφωνα με τον ν. 1418/1984 όπως 
συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από τον ν. 3263/2004, 
τον ν. 2338/1995, τον ν. 2372/1996, τον ν. 2576/1998, τον ν. 
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2940/2001, καθώς και τα εκτελεστικά αυτού π.δ/τα όπως 
ισχύουν π.δ. 609/1985, π.δ. 1171/1987 καθώς και του π.δ. 
410/1995 (περί ΔΚΚ) όπως ισχύει σήμερα. 

Το έργο θα εκτελεστεί βάσει της 06/2006 μελέτης 
της Δ.Τ.Υ.Δ.Π. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται 
σε 237.000.00Ευρώ εκ των οποίων οι 37.840,34 Ευρώ, 
είναι ο Φ.Π,Α. 

Η δαπώνη του έργου βαρύνει τον ΚΑ 02.20.7325.04 του 
προϋπολογισμού του έτους 2006, και ο χρημστοδόπιση 
του έργου θα καλυφθεί από πόρους ΣΑΤΑ 2006. 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 8 Ιουνίου 2006, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των 
προσφορών), στο κτίριο του Δημαρχείου Πυλαίας, στην 
Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, Κ. Παλαιολόγου 1, από 
την αρμόδια επιτροπή. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙ¬ 
ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ και ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ, γραμμένες στο ΜΕΕΠ, 
σύμφωνα με τις διάταξης του Ν.2940/2001, ΓΙΑ ΗΛΕ- 
ΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ Α2 ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩ. 

Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται σε 
2% του προϋπολογισμού (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 
της 6/2006 μελέτης της ΔΤΥΔΠ, δηλαδή 3.970,00 Ευρώ 
και θα απευθύνεται στον Δήμο Πυλαίας που είναι φο¬ 
ρέας κατασκευής του έργου. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των 
σχετικών στοιχείων του διαγωνισμού και να παραλά¬ 
βουν τα τεύχη και το έντυπο προσφοράς προσερχό- 
μενοι στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Πυλαίας (Φιλίππου 52, τηλ. 2310.380.708), από 8.00 π.μ. 
4ος 1.30 μ.μ. από Δευτέρα έως Παρασκευή και μέχρι και 
την Δευτέρα 5 Ιουνίου. 

Πυλαία, 12 Μαίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ 

-♦- 

(3) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΣΒΟΥ 

Αριθ. Τ.Δ. 4193 

1. Η Νομαρχιακή Επιτροπή ΔημοσίωνΈργων - Οικονο¬ 
μικών - Περιβάλλοντος - Σχεδιασμού - Προγραμματισμού 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λέσβου διακηρύσσει 
την με ανοιχτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την 
κατασκευή του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕ¬ 
ΡΕΙΑΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ», 
προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων πέντε 
χιλιάδων Ευρώ (1.405.000 €) με αναθεώρηση και Φ.Π.Α 

2. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί: 

α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1418/1984 «Δημόσια 
έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως αυτός 
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, των Προε¬ 
δρικών Διαταγμάτων και των Υπουργικών Αποφάσεων 
που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του, του π.δ. 609/1985 όπως 
(τροποποιημένο και συμπληρωμένο) ισχύει κατά την 
υπόψη κρίσιμη ημερομηνία, επιλεγομένου του συστή¬ 
ματος προσφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση ανοικτού 
Τιμολογίου για κατ’ αποκοπήν Τίμημα του άρθρου 4 


παράγραφος (δ) του ν. 1418/1984 και του άρθρου 9 του 
π.δ. 609/1985. 

β) Σύμφωνα με τις λοιπές διατάξεις και όλους τους 
όρους του Τεύχους Διακήρυξης Δημοπρασίας που 
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 155/5.5.2006 απόφαση της 
Νομαρχιακής Επιτροπής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη¬ 
σης Λέσβου. 

3. Στην δημοπρασία δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

3.1. Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην 2η ή 3η τάξη με έδρα οπουδήποτε στην 
Ελλάδα ή στην 4η τάξη με έδρα στον Νομό Λέσβου για 
έργα κατηγορίας Οικοδομικών και συγχρόνως στην 1η 
ή 2η τάξη με έδρα οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στην 3η 
τάξη με έδρα στο Νομό Λέσβου για έργα κατηγορίας 
Ηλεκτρομηχανολογικών. 

β. Προερχόμενες από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράφει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.). στα οποία τηρούνται επίσημοι 
καταλογή αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από 
ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

3.2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους Ιου άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3.3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 
του π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.) εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

3.4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη Α2 του ΜΕΕΠ για έργα κατηγο¬ 
ρίας Μλεκτρομηχανολογκών, με τις προϋποθέσεις της 
παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει 
(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

3.5. Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για την συμμετοχή Εργοληπτικών Επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή ΔημοσίωνΈργων. 
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4. Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατατί¬ 
θενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του 
άρθρου 23 παρ. 1 του π.δ. 609/1985, εγγυητικές επιστο¬ 
λές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί 
του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση 
και Φ.Π.Α, ήτοι στα ποσά των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων 
τετρακοσίων σαράντα εννέα 24.449 ΕΥΡΩ. Οι εγγυητι¬ 
κές επιστολές απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που 
διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στα φορέα κατασκευής, 
είτε στον κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνι- 
ζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων 
των μελών της. 

5. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής 
των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 19.6.2006, 
ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών 
ορίζεται η 10:00 π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί 
σης 22.6.2006 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

6. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα Γραφεία της 
Δ.Τ.Υ.ΝΑ Λέσβου (Ελευθερίου Βενιζέλου 35 - Μυτιλή¬ 
νη). 

7. Το έντυπο της Οικονομικής προσφοράς που θα 
συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι, χορηγείται από την 
Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Λέσβου (Ελευθερίου Βενιζέλου 35 - Μυτιλήνη, 
τηλ. 22510 47450), από την οποία μπορούν να πάρουν 
και άλλα στοιχεία και τεύχη κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες και μέχρι την 14.6.2006. 

Μυτιλήνη 11 Μάίου 2006 

Ο Πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής 
ΣΠΥΡΟΣ ΓΑΛΗΝΟΣ 

-♦- 

(4) 

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΡΟΥΣΣΩΝ 

Αριθ. 4247 

Ο Δήμαρχος Κρουσσών, Ν. Κιλκίς διακηρύσσει την με 
ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου, για την εκτέ¬ 
λεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΕΡΑΚΑΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 
μελέτης 80.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανόμενο» Φ.Π.Α.) 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 40/2006 μελέτη της ΤΥΔΚ Ν. 
Κιλκίς, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τις διατάξεις 
των ν. 1418/1984 και 3263/2004 και των κανονιστικών 
πράξεων (προεδρικών διαταγμάτων, κοινών υπουργικών 
αποφάσεων) που εκδόθηκαν προς εκτέλεση τους και β) 
τους όρους της πλήρους διακήρυξης, με σφραγισμένες 
προσφορές με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσο¬ 
στό έκπτωσης πάνω σε συμπληρωμένο τιμολόγιο της 
υπηρεσίας (περιπ. α, παρ. 4, άρθρο 4 του ν. 1418/1984 
- άρθρο 6 π.δ. 609/1985). Η χρηματοδότηση του έργου 
προέρχεται από ΘΗΣΕΑΣ: 55.103,09 € (διάθεση πίστωσης 
το έτος 2006) & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ: 24.896,91 €. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 5 Ιουνίου 2006 ημέρα 
Δευτέρα, με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την 
10η π.μ. στα γραφεία του Δήμου Κρουσσών, οικισμός 
Τέρπυλλος, Ν. Κιλκίς. Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο 
δεν διεξαχθεί η δημοπρασία κατά την ανωτέρω ημε¬ 


ρομηνία, θα επαναληφθεί στις 8 Ιουνίου 2006, ημέρα 
Πέμπτη, με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την 
10η π.μ., στον ίδιο χώρο, με τους ίδιους όρους, χωρίς 
άλλη δημοσίευση. 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

α .Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

- Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2,1η τάξη, κα¬ 
θώς και κάτοχοι νομαρχιακών πτυχίων που κατά νόμο 
έχουν δικαίωμα συμμετοχής για εντός νομού ή Α1, Α2, 
1η για εκτός νομού, για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 

Προερχόμενες από κράτη μέλη της ΕυρωπαϊκήςΈνω- 
σης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή της 
Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
με τις ως άνω ζητούμενες κατηγορίες του Ελληνικού 
Μητρώου ΜΕΕΠ ή εάν δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι 
έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα 
με το δημοπρατούμενο. 

β. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις έχουν δικαίωμα 
συμμετοχής. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμονω¬ 
μένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Ως εγγύηση για συμμετοχή στον Διαγωνισμό ορίζεται 
το ποσό των 1.344,54 ΕΥΡΩ και βεβαιώνεται με την προ¬ 
σκόμιση ισόποσου γραμματίου του Τ.Π. και Δανείων ή 
εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τραπέζης ή του 
ΤΣΜΕΔΕ, και θα απευθύνεται προς τον Δήμο Κρουσσών 
και θα ισχύει τουλάχιστον για 3 μήνες. 

Η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό αποτελεί τεκ¬ 
μήριο ότι. ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση 
της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης 
και γνωρίζει τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. Τεύχη 
Δημοπράτησης, συμπληρωματικές πληροφορίες, διευ¬ 
κρινίσεις, κ.τ.λ. για τον διαγωνισμό θα παρέχονται το 
αργότερο έως την Τετάρτη 31 Μάίου 2006. 

Γ ια περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Δ Κρουσσών, οικ 
Τέρπυλλος, Ν Κιλκίς ΤΚ 61.100, (τηλ. 23410-61201, ίαχ: 
23410-61300) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Τέρπυλλος, 16 Μαΐου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ 
-♦- 

(5) 

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΡΟΥΣΣΩΝ 

Αριθ. 4248 

Ο Δήμαρχος Κρουσσών, Ν. Κιλκίς, διακηρύσσει την με 
ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου, για την εκτέλε¬ 
ση του έργου «Κατασκευή εξωτερικού αγωγού ύδρευσης 
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και υδατοδεξαμενής Τερπύλλου-Μεταξοχωρίου» προϋ¬ 
πολογισμού μελέτης 98.500,00 ευρώ (συμπεριλαμβανο¬ 
μένου Φ.Π.Α.) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 42/2006 μελέτη 
της ΤΥΔΚ Ν. Κιλκίς, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: 

α) τις διατάξεις των ν. 1418/1984 και 3263/2004 και των 
κανονιστικών πράξεων (προεδρικών διαταγμάτων και 
υπουργικών αποφάσεων) που εκδόθηκαν προς εκτέλεση 
τους και β) τους όρους της πλήρους διακήρυξης, με 
σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα προσφοράς 
με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πάνω σε συμπληρωμένο 
τιμολόγιο της υπηρεσίας (περιπ. α, παρ. 4, άρθρο 4 του ν. 
1418/1984 - άρθρο 6 π.δ. 609/1985). Η χρηματοδότηση του 
έργου προέρχεται από ΘΗΣΕΑΣ: 85.000,00 € (διάθεση 
πίστωσης το έτος 2007) και ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ: 13.500.00 €. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 8 Ιουνίου 2006 ημέρα 
Πέμπτη, με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την 
10:00 π.μ., στα γραφεία του Δήμου Κρουσσών, οικισμός 
Τέρπυλλος, Ν. Κιλκίς. Αν για οποιανδήποτε σοβαρό λόγο 
δεν διεξαχθεί η δημοπρασία κατά την ανωτέρω ημε¬ 
ρομηνία θα επαναληφθεί σης 12 Ιουνίου 2006, ημέρα 
Δευτέρα, με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την 
10η π.μ., στον ίδιο χώρο, με τους ίδιους όρους, χωρίς 
άλλη δημοσίευση. 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

-Εγγεγραμμένες ατο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2,1η, τάξη, κα¬ 
θώς και κάτοχοι νομαρχιακών πτυχίων που κατά νόμο 
έχουν δικαίωμα συμμετοχής για εντός νομού ή Α1, Α2, 
1η για εκτός νομού, για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 
και εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2, 1η τάξη, καθώς και 
κάτοχοι νομαρχιακών πτυχίων που κατά νόμο έχουν 
δικαίωμα συμμετοχής για εντός νομού ή Α1, Α2,1η για 
εκτός νομού για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή ΗΛΕ- 
ΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 

- Προερχόμενες από κράτη μέλη της ΕυρωπαϊκήςΈνω- 
σης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή της 
Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
με τις ως άνω ζητούμενες κατηγορίες του Ελληνικού 
Μητρώου ΜΕΕΠ ή εάν δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι 
έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά κεα ποσοτικά έργα 
με το δημοπρατούμενο. 

β. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις έχουν δικαίωμα 
συμμετοχής. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμονω¬ 
μένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Ως εγγύηση για συμμετοχή στον Διαγωνισμό ορίζεται 
το ποσό των 1.655,47 Ευρώ και βεβαιώνεται με την προ¬ 
σκόμιση ισόποσου γραμματίου του Τ.Π. και Δανείων ή 
εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τραπέζης ή του 
ΤΣΜΕΔΕ, και θα απευθύνεται προς τον Δήμο Κρουσσών 
και θα ισχύει τουλάχιστον για 3 μήνες. 


Η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό αποτελεί τεκ¬ 
μήριο ότι, ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση 
της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης 
και γνωρίζει τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. Τεύχη 
Δημοπράτησης, συμπληρωματικές πληροφορίες, διευ¬ 
κρινίσεις, κ.τ.λ. για τον διαγωνισμό θα παρέχονται το 
αργότερο έως την Δευτέρα 5 Ιουνίου 2006. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Δ. Κρουσσών, οικ 
Τέρπυλλος, Ν. Κιλκίς ΤΚ. 61100 (τηλ.: 23410-61201, ίεχ: 
23410-61300) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Τέρπυλλος, 16 Μα'ΐου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ 
-♦- 

( 6 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΕΙΡΑΣ 

Αριθ. 2051 

Ο Δήμαρχος Δήμου Αιγείρας προκηρύσσει ανοικτό 
δημόσιο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για 
την κατασκευή του έργου «Κατασκευή πλατείας Δ.Δ. 
Σελιάνας», με το σύστημα των επιμέρους ποσοστών 
έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 
παρ. 4α του ν. 1418/1984 και του άρθρου 6 του π.δ. 
609/1985 και όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του 
π.δ. 218/1999 και το ν. 2940/2001, προϋπολογισμού 
51.344,64 € και συνολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 
61.100,00 €. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 19.6.12006 ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στο Δη¬ 
μοτικό κατάστημα Αίγειρος, στην έδρα του Δήμου Αιγεί- 
ρας του Ν. Αχα'ίας ενώπιον της αρμοδίας επιτροπής. 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία, τότε θα διενεργηθεί την 26.6.2006 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10,00 π.μ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος «Ο.Π.Α.Α.Φ.» με υπάρχουσα πίστωση για το 
έτος 2006, 61.100,00 €. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφοράς: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη για έργα κατηγορίας 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράφει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
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εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με ίο δημοπρατούμενο, από ποιοτική και 
ποσοτική άποψη. 

δ. Επίσης γίνονται δεκτές και Επιχειρήσεις εγγεγραμ¬ 
μένες στα Νομαρχιακά Μητρώα για αντίστοιχο έργα, 
που ασκούνται από πρόσωπα που πληρούν τις προϋπο¬ 
θέσεις συμμετοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 
225/1993 (ΦΕΚ Α’ 91). 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρ¬ 
θρου 2 παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην 
ίδια κατηγορία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα 
με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης 
κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω 
του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθε¬ 
ώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον όεν καλείται στη δημοπρα¬ 
σία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 

4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύ¬ 
ουν οι διατάξεις του ν. 1418/1984, του π.δ. 609/1985, του 
π.δ. 410/1995, του π.δ. 171/1987, κ.λπ. όπως τροποποιήθη¬ 
καν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα καθώς 
και του ν. 3263/2004. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των χιλίων είκοσι επτά Ευρώ (1.027,00 Ευρώ). 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 
12%, και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύ¬ 
ηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου εκατόν 
είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στην έδρα 
του Δήμου Αιγείρας στο Δημαρχείο Αιγείρας (Αρμό¬ 
διος: Ηλίας Ντόκος τηλ. 26960 39030) ή στην Τ.Υ.Δ.Κ. 
Δ/νσης Αυτ/σης και Αποκ/σης Ν. Αχαίας, Τσαμαδού 48 
- 26110 Πάτρα (Αρμόδια η ΒΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ τηλ. 
2610/312.201) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για να λά¬ 
βουν γνώση της μελέτης. 

Τα τεύχη δημοπράτησης χορηγούνται στους ενδιαφε¬ 
ρομένους μέχρι και την 14.6.2006 το αργότερο εντός της 
επομένης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή σχετικής 
αίτησης στην Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Αχαίας (Αρμόδια η Βελλοπού- 
λου Φ„ τηλ - 2610-316.798). 

Αιγείρα, 15 Μαίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ 


(7) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 

Αριθ. 4589 

Ο Δήμαρχος Περάματος, διακηρύσσει ότι, εκτίθεται σε 
ανοικτή δημοπρασία με το σύστημα επιμέρους ποσο¬ 
στών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, με έλεγχο ομαλό- 
τητας των επί μέρους ποσοστών σύμφωνα με το άρθρο 
4 του ν. 1418/1984 παράγραφος 4β και με τους όρους 
του ν. 3263/2004 το έργο: 

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΠΟΛΛΑ¬ 
ΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ» προϋπολογισμού 
δαπάνης: 286.420,06 € χωρίς το Φ.Π.Α. πού θα καλυφθεί 
από πιστώσεις του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ». 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 5.6.2006 ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 10.00 π.μ. Στην Δημοπρασία γίνονται δεκτές. 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ,ΧΩ.Δ.Ε., εφό¬ 
σον ανήκουν στην Α2 έως 2η τάξη ανεξαρτήτως νομού 
καθώς και 3ης με έδρα ή δηλωμένο 2° νομό τον νομό 
Αττικής για έργα κατηγορίας Η/Μ 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιας Συμβάσεις (ΣΑΣ) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγω¬ 
νισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων, 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου ορίζεται: έξι (6) 
μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% επί του προ¬ 
ϋπολογισμού δηλαδή 5728,40 € και θα καλυφτεί από 
Εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμ¬ 
μάτιο Τ.Π .και Δονείων ή ΤΣΜΕΔΕ . 

Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου 
(Τεχνική υπηρεσία) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες τηλ. 
2104092219, 2104092228, από όπου οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προ¬ 
σφοράς. 
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Μπορούν ακόμη να παραλάβουν τα τεύχη της μελέτης 
που αναφέρονται στην διακήρυξη εφόσον αυτά ζητη¬ 
θούν εμπρόθεσμα (τουλάχιστον μία ημέρα νωρίτερα και 
μέχρι την Τετάρτη 31.5.2006) καταβάλλοντος το ποσό 
των 30 € στο ταμείο του Δήμου. 

Πέραμα, 16 Μαΐου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΟΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΓΟΜΦΩΝ 

Αριθ. 2536 

Ο Δήμαρχος Γόμφων διακήρυσσει σε ανοικτή δημο¬ 
πρασία την εκτέλεση τον έργου: «Ανάπλαση κεντρικής 
πλατείας Δροσερού» με το σύστημα προσφοράς με 
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες 
επί τοις εκατό (%) στις τιμές του τιμολογίου της με¬ 
λέτης προϋπολογισμού δαπάνης 77.500,00 € με Φ.Π.Α 
και αναθεώρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 
1418/1984 και του π.δ. 609/1985 όπως τροποποιήθηκαν 
με το ν. 2229/1995, το π.δ. 286.1994, τον ν. 2372/1996, το 
π.δ. 402/1996, το π.δ. 210/1997, τον ν. 2741/1999 το π.δ. 
218/1999 το ν. 2940/2001, τον ν. 3021 τις αποφάσεις Δ17α 
707/53/Φ.Ν 402/16.7.2002 και τον ν. 3263/2004. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ 
με το ποσό των 40.097,48 € και από ίδια χρηματοδότηση 
με το ποσό των 37.402,52 €. 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 5 Ιουνίου 2006, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 9-10 π.μ. (έναρξη - λήξη επίδοσης προ¬ 
σφορών ) στα γραφεία τον Δήμου Γ όμφων στη Λυγαριά 
Τρικάλων, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές οι εξής κατηγορίες 
εργοληπτικών επιχειρήσεων: 

Α. Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 
ΜΕΕΠ Α1 τάξης και άνω για έργα Οικοδομικών και Α1 
τάξης και άνω για έργα Η/Μ. 

Β. Κοινοπραξίες αντίστοιχων κατηγοριών και τάξεων 
ως περίπτωση 1. 

Γ. Προερχόμενες ακό κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις Καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

Δ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
κοα ποσοτική άποψη. 

Εάν απαιτηθεί επανάληψη της δημοπρασίας αυτή θα 
γίνει την 8 Ιουνίου 2006 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9-10 π.μ. 
(έναρξη-λήξη επίδοσης προσφορών). 

Το ανώτερο όρνο του ποσοστού εκπτώσεως πέραν 
του οποίου ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προ¬ 


σκομίζει πρόσθετη εγγύηση καλής εκτελέσεως σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του ν. 3263/2004 - άρθρο 4 παρ. 
2 ορίζεται για το παρόν έργο ίσο με ΔΩΔΕΚΑ ΤΟΙΣ 
ΕΚΑΤΟ (12%).. 

Για την πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης ισχύουν 
όσα ορίζονται στο ν. 3263/2004 - άρθρο 4. 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν: 

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία 
χίλια διακόσια ογδόντα 1280 € ήτοι 2% η οποία θα- 
απευθύνεται προς το Δήμο Γ όμφων. 

2. Τα αναφερόμενα στην αναλυτική διακήρυξη στοι¬ 
χεία. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στη ΤΥΔΚ 
Τρικάλων 2431028069 και στα γραφεία του Δήμου Γόμ¬ 
φων (πληροφ. Φέκος Δημήτρης) στο τηλ. 2431062010 
στη Λυγαριά Τρικάλων κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες και να λάβουν γνώση των τευχών δημοπράτησης 
(αντί αντιτίμου 20 €) μέχρι και 31.5. 

Λυγαριά, 16 Μαΐου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΛΙΑΣ 

-♦- 

Ο) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
1Η ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αριθ. 340 

Η 1η Νομαρχιακή Επιτροπή της Νομαρχιακής Αυτοδι¬ 
οίκησης Φθιώτιδας, προκηρύσσει δημοπρασία με σφρα¬ 
γισμένες προσφορές, για την εκτέλεση των εργασιών 
του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ Σ.Σ. ΛΙΑΝΟ- 
ΚΛΑΔΙΟΥ - ΚΩΣΤΑΛΕΞΗ», προϋπολογισμού 460.000,00 € 
(με Φ.Π.Α.) 

(ΣΑΝΑ 045/3 της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθι¬ 
ώτιδας / αριθμ. Έργου 2005ΝΑ04530017/ και συγχρη- 
ματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Γ ΚΠΣ/ΠΕΠ 
Στερέας Ελλάδας με συμμετοχή του Διαρθρωτικού 
Ταμείου ΕΤΠΑ κατά 75% ) 

Η δημοπρασία θα γίνει με μειοδοτικό διαγωνισμό, με 
σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα προσφοράς 
με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 7 του π.δ. 
609/1985), στις 8 Ιουνίου 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
10,00 (λήξη επίδοσης προσφορών), στα γραφεία της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ν. Α. Φθιώτιδας (Υψηλάντη 
4, Λαμία, τηλ. 22310-42848). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΈ, εφόσον ανήκουν στην 1η ή 2η τάξη ανε¬ 
ξαρτήτως έδρας Εργοληπτικής Επιχείρησης και στην 
3η τάξη για έργα εντός νομού της έδρας επιχείρησης 
και ακόμη ενός νομού, για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, 
καθώς και Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων 
εγγεγραμμένων στην τάξη Α2 του ΜΕΕΠ για έργα κα¬ 
τηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 
του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.ΟΧ) 
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ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κα¬ 
τάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με την τάξη και κατηγορία του Ελληνικού 
Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατα¬ 
τεθεί εγγυητική επιστολή 7.475,00 €, που θα απευθύ¬ 
νεται προς την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν. 
Α. Φθιώτιδας. 

Δηλώσεις θα υποβάλλονται σύμφωνα με την αναλυ¬ 
τική διακήρυξη. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν πληροφορίες 
στα γραφεία της Δ/νοης Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. 
Φθιώτιδας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Λαμία, 17 Μάίου 2006 

Ο Πρόεδρος της 1ης Νομ/κής Επιτροπής 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΙΖΟΣ 

-♦- 

( 10 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Αριθ. 53777/863 

Ο Δήμαρχος Πειραιά, διακηρύσσει ότι στις 6 Ιουνίου 
2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30-13.00, στο Κεντρικό 
Κατάστημα του Δήμου (I. Δραγάτση 1, Πλ. Κοραή, 7ος 
όροφος) ενώπιον της Δημαρχιακής Επιτροπής θα γίνει 
επαναληπτικός ανοικτός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνι¬ 
σμός με σύστημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης σε ακέ¬ 
ραιες μονάδες επί τοις εκατό στο συνολικό κόστος ανά 
παιδί σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της μελέτης για 
τη φιλοξενία 200 περίπου παιδιών οικονομικά αδυνά¬ 
των δημοτών μας σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις, για δύο 
κατασκηνωτικές περιόδους, 22 ημερών με συμμετοχή 
150 παιδιών εντός του μηνός Ιουλίου και 22 ημερών με 
συμμετοχή 50 παιδιών εντός του μηνός Αυγούστου του 
θέρους του 2006, προϋπ/σμού 136.400 € πλέον Φ.Π.Α. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές κατασκηνώσεις που 
λειτουργούν νόμιμα με υποχρέωση απόδειξης της νο¬ 
μιμότητας. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζονται σε 6.820 € (5% του 
προϋπ/σμού), σε γραμμάτιο κατάθεσης του Τ.Π. και Δ. 
ή σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, 
η οποία θα ισχύει μέχρι την επιστροφή της στον εκ¬ 
δότη. 

Δηλώσεις θα υποβληθούν σύμφωνα με την αναλυτική 
διακήρυξη. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφε¬ 
ρόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες στα Τμήματα Κοινωνικών Δραστηρι¬ 
οτήτων (Κουντουριώτου 100, τηλ. 2104196042-3 και Δη¬ 
μαρχιακής Επιτροπής (τηλ.: 21041 94340 - 8). 


Εδόθη για δημοσίευση στον Τύπο στις 17.5.2006. Τα 
έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν το μειοδότη. 

Πειραιάς, 17 Μάίου 2006 

Ο Δήμαρχος και με ειδική εντολή 
Η Γ ενική Διευθύντρια 
ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

-♦- 

( 11 ) 

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΕΡΟΥ 

Αριθ. 2785 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Σελέρου Νομού Ξάνθης 
προκηρύσσει Δημόσια ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό 
με σφραγισμένες προσφορές και με το σύστημα προ¬ 
σφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σε ακέραιη 
μονάδες κατά ομάδες τιμών και έλεγχο ομαλότητας 
των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 4 
παράγραφος 4β του ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 του 
π.δ. 609/1985, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1418/1984 
«Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 23/ 
Α’84) και των εκτελστικών διαταγμάτων π.δ.609/854, ΠΔ. 
171/1987, π.δ. 323/1989, π.δ. 28/1980, όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με τους νόμους: ν. 2052/1992 άρθρα 
6 και 20 (ΦΕΚ Α’94/5.6.1992), Ν .2229/1994 άρθρα 1 έως 
και 4 (ΦΕΚ 138 ΑΊ3.8.1994), ν. 2338/1995 άρθρο 13 (ΦΕΚ Α’ 
202/14.9.1995), ν. 2372/1996 άρθρο 4 (ΦΕΚ Α’ 29/28.2.1996), 
ν. 2940/2001 (ΦΕΚ Α’ 180/6.8.2001), ν. 3212/2003 (ΦΕΚ 308 
Α/31.12.2003), και ν. 3263/2004 (ΦΕΚ.179Α/28.2.2004), όπως 
αυτοί ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής της 
Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στον Ελληνικό 
Τύπο και με τους όρους παρόντος τεύχους, και καλεί 
τους ενδιαφερομένους εργολήπτες να υποβάλλουν προ¬ 
σφορά για την ανάδειξη ανάδοχου εκτέλεσης εργασιών 
του έργου: 

«Ανέγερση αγροτικού ιατρείου-εξεταστηρίου» 

συνολικού προϋπολογισμού 121.000,00 € (101.680,67 € 
για εργασίες και 19.319,33 € για Φ.Π.Α.) 

Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της 
Κοινότητας Σελέρου και ΣΑΤΑ με υπάρχουσα πίστωση 
από τακτικά έσοδα για το 2006 ποσού 84.700,00 € και 
αποπληρωμή του έργου ποσού 36.300,00 € από πιστώ¬ 
σεις ΣΑΤΑ 2007. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 12.6.2006 ημέρα Δευ¬ 
τέρα και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Κοινότας Σελέ¬ 
ρου Ν. Ξάνθης στο Σέλερο Ν. Ξάνθης από την αρμόδια 
επιτροπή του Διαγωνισμού σύμφωνα με της ισχύουσα 
Νομοθεσία. 

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί ο διαγωνι¬ 
σμός στις 12.6.2006, θα διενεργηθεί στις 19.6.2006 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10:00 π. μ. (ώρα λήξης υποβολής των 
προσφορών). 

Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
36/2006 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ. σε προθεσμία δώδεκα (12) 
ημερολογιακών μηνών. 

Το έργο αφορά την κατασκευή αγροτικού ιατρικού- 
εξεταστηρίου στο Άκαρπο της Κοινότητας Σελέρου. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκές Εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις ή Κοινοπραξίες γραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π.: 
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- Α1, Α2 ή 1η τάξη για έργα κατηγορίας Οικοδομικών και 

- Α1, Α2 ή 1η τάξη για έργα κατηγορίας Η/Μ ή εγγε¬ 
γραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα, για έργα Η/Μ. 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν εγγύηση 
συμμετοχής 2% επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού 
χωρίς την αναθεώρηση και τον Φ.Π.Α., δηλαδή 1.967,00 € 
που θα απευθύνονται στην Κοινότητα Σελέρου, καθώς 
επίσης και όλα τα έγγραφα που αναφέρονται στη δια¬ 
κήρυξη του έργου και στην ισχύουσα Νομοθεσία. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες στην Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Ξάνθης (Περγάμου 14 - Ξάνθη 
τηλ. 2541024408) ή στην Κοινότητα Σελέρου (Σέλερο Ν. 
Ξάνθης τηλ. 2541031700). 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας 
ΙΝΤΖΕ ΜΕΜΕΤ ΜΠΙΡΟΛ 

-♦- 
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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 

Αριθ. Φ34/42/1370 

Ο Δήμαρχος Κυθήρων ενεργώντας ως Αναθέτουσα 
Αρχή σύμφωνα με την 151.372/ΚτΠ9480-Β3/24.2.2004 από¬ 
φαση και την έγκριση της σχετικής προκήρυξης από την 
Διαχειριστική Αρχή για το Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφο¬ 
ρίας, διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό 
με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο ανάθεσης την 
συμφερότερη προσφορά από τεχνοοικονομική άποψη 
έπειτα από αξιολόγηση για την «Προώθηση και προβολή 
των ευρυζωνικών υπηρεσιών» προϋπολογισμού 67.706,00 
ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 19%. 

Πρόκειται για το υποέργο 2, του έργου « Προώθηση 
της ευρυζονικότητας στον Δήμο Κυθήρων». 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της Δημαρ¬ 
χιακής Επιτροπής, στο γραφείο του Δημοτικού Διαμε¬ 
ρίσματος Ποταμού του Δήμου Κυθήρων στις 22.6.2006 
και ώρα 11.00 π.μ. 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέ¬ 
πει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στην 
ανωτέρω προθεσμία . 

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρό¬ 
σωπα ή συνεταιρισμοί ή ενώσεις οικονομικών φορέων 
που υποβάλουν κοινή προσφορά που διαθέτουν την 
απαιτούμενη επαγγελματική αξιοπιστία και φερεγγυ- 
ότητα με δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο 
του παρόντος διαγωνισμού, δηλαδή την προώθηση και 
προβολή ευρυζονικών υπηρεσιών. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται 5% του προϋπολογι¬ 
σμού. 

Πληροφορίες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γρα¬ 
φεία του Δημοτικού Διαμερίσματος Ποταμού του Δήμου 
Κυθήρων στο τηλ. 2736033219. Την πλήρη διακήρυξη του 
έργου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την προμηθευτούν 
από το γραφείο του Δήμου στον Ποταμό Κυθήρων. 

Κύθηρα, 17 Μαίου 2006 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ 
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ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΡΙΝΑΣ 


Αριθ. 1635 

ΤΜΗΜΑ 1: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

1.1) Επωνυμία, Διευθύνσεις και Σημείο(-α) Επαφής: 
Δήμος Μύρινα Πλ. Ηλία Ηλιού 81400 Μύρινα. Περαιτέ¬ 
ρω πληροφορίες, τεχνικές προδιαγραφές και συμπλη¬ 
ρωματικά έγγραφα, καθώς και προσφορές ή αιτήσεις 
συμμετοχής, παρέχονται ανά το Δήμο Μύρινας, υπεύ¬ 
θυνος Περτσάς Νικόλαος, τηλ. 22540-22310, 25679 και 
Ραχ, 22540-24110 

1.2) Είδος της Αναθέτουσας Αρχής-Περιφερειακές 
Τοπικές Αρχές 

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

11.1) Περιγραφή 

11.1.1) Ονομασία της σύμβασης από την αναθέτουσα αρχή 

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Επεξεργασίας ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑ¬ 
ΤΩΝ Δ,Δ. ΚΑΣΠΑΚΑ - ΚΟΡΝΟΥ» 

11.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος 
παράδοσης ή παροχήςΈργα Σχεδιασμός και εκτέλεση 
Τόπος Μύρινας Μύρινα Λήμνου. 

11.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια Σύμβαση 

II.) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης: Το έργο περι¬ 
λαμβάνει. α) Την εκπόνηση της οριστικής και κατασκευ¬ 
αστικής μελέτης του έργου σύμφωνα με την «Τεχνική 
Μελέτη Προσφοράς» του αναδόχου όπως αυτή καθο¬ 
ρίζεται στο άρθρο 10 του Τεύχους Διακήρυξης Δημο¬ 
πρασίας και την έκδοση της απαιτούμενης οικοδομικής 
αδείας νια ύλες τις κατασκευές του έργου. Ως μέθοδος 
επεξεργασίας ορίζεται το σύστημα του παρατεταμένου 
αερισμού με ταυτόχρονη σταθεροποίηση της ιλύος και 
τη βιολογική απομάκρυνση του αζώτου, β) Την πλήρη 
κατασκευή και παράδοση σε Θέση πλήρους και καλής 
λειτουργίας του έργου συμπεριλαμβανομένων της ολο¬ 
κλήρωσης της οδοποιίας πρόσβασης, των τμημάτων 
σύνδεσης των αγώνων προσαγωγής λυμάτων από τα 
σημεία Α και Β έως το αντλιοστάσιο εισόδου της ΕΕΛ, 
καθώς και του αγωγού διάθεσης των/ επεξεργασμένων 
λυμάτων μέχρι το χείμαρρο του Κάσπακα. γ) Την πλήρη 
κατασκευή και παράδοση σε θέση πλήρους και καλής 
λειτουργίας των κατασκευών εξυπηρέτησης του έργου 
όπου αυτά απαιτούνται (περίφραξη, δίκτυα ύδρευσης 
και ηλεκτρικής ενέργειας, διαμόρφωση περιβάλλοντος 
χώρου κ.λπ.) εντός του γηπέδου στο οποίο θα κατα¬ 
σκευάστε! το έργο, δ) Την μετά την κατασκευή δοκιμα- 
στική-αποδοτική λειτουργία του έργου για διάστημα 
12 μηνών από την ημερομηνία θέσεως του σε καλή λει¬ 
τουργία, με ταυτόχρονη τήρηση των παραδοτέων στην 
αναθέτουσα Αρχή προγραμμάτων ελέγχου αποδόσεων, 
μετρήσεων και συντηρήσεων. Οι δαπάνες λειτουργίας, 
πλην ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης, καθώς και 
όλες οι υπόλοιπες δαπάνες (χημικά, υλικά, δειγματολη¬ 
ψίες, εργαστηριακά όργανα, προσωπικό που θα εκαι- 
δεύει τους υπαλλήλους του Δήμου και θα εποπτεύει 
την καλή λειτουργία κ.λπ.), κατά το δωδεκάμηνο αυτό 
θα βαρύνει τον Ανάδοχο του έργου, ε) Την εκπαίδευση 
του προσωπικού του Δήμου Μύρινας στη λειτουργία, 
συντήρηση, επισκευές, τήρηση προγραμμάτων αποδό- 
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σεων, μετρήσεων κΛπ του έργου και ο εφοδιασμός 
του με τα αντίστοιχα πλήρη σχεδιαγράμματα, βιβλία, 
εγχειρίδια, καταλόγους ανταλλακτικών και οδηγίες για 
την αποδοτική και μακρόχρονη λειτουργία του έργου. 
Ο Ανάδοχος επίσης υποχρεούται στη σύνταξη του 
σχετικού Φακέλου - αίτησης που απαιτείται προς τηνν 
ΔΕΗ και λοιπούς Ο.Κ.Ω. για σύνδεση της Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων με τα ως άνω 
δίκτυα. Η δαπάνη σύνδεσης με τα παραπάνω δίκτυα 
βαρύνει τον Εργοδότη. Οι προσφορές των διαγωνιζό- 
μενων πρέπει να αφορούν το σύνολο του έργου, όπως 
αυτό περιγράφηκε. 

11.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις 
(ΟΡν) 

Κύριο αντικείμενο 452520.00-8, Πρόσθετο αντικείμενο: 
74,23.20.00-4 

11.1.7) Σύμβαση καλυπτόμενη από τη συμφωνία για τις 
δημόσιες συμβάσεις: Ναι 11.1. 

Β) Κατανομή σε τμήματα: Οχι 

11.1.0) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές; 
Όχι. 

11.2) Ποσότητες ή Έκταση της Σύμβασης 

11.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση: Δαπάνη Εργα¬ 
σιών: 867.100,00, Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου 
(ΓΕ+ΟΕ): 156.078,00. Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της 
δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου ΓΕ+ΟΕ): 153,477,00, 
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: 152,966,00 

11.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης (εφόσον εφαρμόζεται,): 
Όχι 

II. 3) Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία εκτέλεσης 
15 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

ΤΜΗΜΑ III: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ¬ 
ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

III. 1) Όροι παυ αφορούν τη Σύμβαση 

111.1.1) Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτού¬ 
νται (κατά περίπτωση): Εγγύηση συμμετοχής σε ποσο¬ 
στό 2% (χωρίς Φ.Π.Α. και Αναθεώρηση), ήτοι 23.540.00 €, 
με ισχύ τουλάχιστον 13 μηνών από την ημερομηνία διε¬ 
ξαγωγής του διαγωνισμού. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 
5% (χωρίς Φ.Π.Α. και Αναθεώρηση), ήτοι 58.840,00 € 

111.1.2) Κυριότεροι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής 
ή/και αναφορά στις εφαρμοζόμενες συναφείς διατάξεις. 
Το έργο χρηματοδεοτείται μέσω του ΠΕΠ Βορείου Αι¬ 
γαίου 2000 - 2005 με ποσοστό συμμετοχής του ΕΤΠΑ 
κατά 75% και από Εθνικούς Πόρους με ποστοστό συμ¬ 
μετοχής 25%. 

111.1.3) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος ερ¬ 
γοληπτών οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί 
η σύμβαση (εφόσον εφαρμόζεται): 

111.2) Όροι συμμετοχής 

III.2.1.) Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων 
συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων σχετικά με την εγ¬ 
γραφή τους σε επαγγελματικά ή οικονομικά μητρώα. 

1. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

Α) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγ¬ 
γεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες 
έργων ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, τάξης 1ης 2ης, 3ης με έδρα οπου¬ 
δήποτε στην Ελλάδα (568.990 Ευρώ), ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑ- 


ΝΟΛΟΓΙΚΑ, τάξης 1ης, 2ης με έδα οπουδήποτε στην 
Ελλάδα ή 1ης, 2ης 3ης με έδρα τον Νομό Λέσβου ή 
δηλωμένο τον Νομό Λέσβου ως δεύτερο Νομό (428.608 
Ευρώ), καθαρισμού και επεξεργασίας νερού καιυγρών, 
στερεών και αέριων αποβλήτων, τάξης Α2,1ης, 2ης με 
έδρα οποσδήποτε στην Ελλάδα (179.057 ευρώ). Β) Προ¬ 
ερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από 
κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δη¬ 
μόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία πιρούνται επίσημοι κα¬ 
τάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού ΜΕΕΠ. Γ) 
Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. Δ) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων, των παραπάνω περιπτώσεων α, Β και γ σε 
οποιοδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους 
του άρθρου 2 παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (κοινοπραξία στην 
ίδια κατηγορία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα 
με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης 
κατηγορίας. Ε) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρή¬ 
σεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των 
εργασιών του έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του 
άρθρου 2 του π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής 
της κάθε επιχείρησης στο κοινοπραπκό σχήμα προκύ¬ 
πτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την 
οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να 
αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω 
του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθε¬ 
ώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, 
αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κα¬ 
τηγορίας, Στ) Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, 
είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού 
σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες 
διατάξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρή¬ 
σεων σε διαγωνισμούς για την κοτασκευή Δημοσίων 
Έργων 2. Για την εκπόνηση των μελετών των τεχνικών 
προσφορών των τεχνικών προσφορώντων διαγωνιζομέ- 
νων και των οριστικών μελετών και μελετών εφαρμογής 
που θα εκπονηθούν από τον ανάδοχο μετά την υπογρα¬ 
φή της σύμβασης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
ΕΣΥ και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, οι διαγωνιζόμενοι 
υποχρεούνται να συνεργαστούν με γραφεία μελετών, 
τα οποία θα διαθέτουν κατ’ ελάχιστον πτυχία Β’ τάξης 
(δυναμικό δύο μονάδων) στην κατηγορία υδραυλικών 
μελετών (κατηγορία 13), Β' τάξης (δυναμικό δύο μονά¬ 
δων) στην κατηγορία των στατικών μελετών (κατηγορία 
8), Β’ τάξης (δυναμικό δύο μονάδων) στην κατηγορία 
των ηλεκτρομηχανολογικών μελετών (κατηγορία 9) και 
Β’ τάξης (δυναμικό δύο μονάδων) τάξης στην κατηγο¬ 
ρία των χημικοτεχνικών μελετών (κατηγορία 18) του ν. 
3316/2005. 

II 1.2.2) Οικονομική και χρηματοπιστωτική ικανότητα: Με 
βάση τα άρθρα 24-29 της Οδηγίας 93/37/Ε.Ο.Κ., όπως 
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τροποποιήθηκε από την Οδηγία 97/52/Ε.Ο.Κ., όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στο Τεύχος Διακήρυξης της 
Δημοπρασίας. 

II. 2.3) Τεχνική ικανότητα: Με βάση τα άρθρα 24-29 
της Οδηγίας 93/37/Ε.Ο.Κ., όπως τροποποιήθηκε από την 
Οδηγία 97/52/Ε.Ο.Κ., όπως αναλυτικά αναφέρονται στο 
Τεύχος Διακήρυξης της Δημοπρασίας. 

III. 2.4) Παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμ¬ 
βάσεις: Όχι 

ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΐν.1) Είδος Διαδικασίας: Ανοιχτή 
ΐν.1.3) Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την Ιδια 
σύμβαση: Όχι 
ΐν.2.1) Κριτήρια Ανάθεσης: 

Η δημοπρασία θα γίνει με το σύστημα «μελέτη - κα¬ 
τασκευή» με κατ’ αποκοπή εργολαβικό αντάλλαγμα 
κατά τμήματα του έργου σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 
4ε του ν. 1418/1984 και το άρθρο 10 του π.δ. 609/1985, 
ως τροποποιήθηκε και ισχύει την ημέρα διεξαγωγής 
του διαγωνισμού. Σε εφαρμογή των παραπάνω, κάθε 
διαγωνιζόμενος θα υποβάλει Τεχνική και Οικονομική 
Προσφορά. 

Ρητά αποκλείεται η υποβολή εναλλακτικών προ¬ 
σφορών, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 14 του π.δ. 
509/1985. 

ΐν.2.2) Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού·. Όχι 
ΐν.3) Διοικητικές Πληροφορίες 
ΐν.3.1) Αριθμός αναφοράς - που χρησιμοποιεί για το 
φάκελο η αναθέτουσα αρχή: 

ΐν.3.2) Προηγούμενη(-ες) δημοσίευση(σεις) που αφορά- 
ουν») την Ιδία σύμβαση: 

ΐν.3.3) Συμβατικά τεύχη και συμπληρωματικά έγγρα¬ 
φα τρόπος απόκτησης: Μπορούν να ζητηθούν έως τις 
4.7.2006, Κόστος: 40 Ευρώ 

ΐν.3.3) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών 
ή των αιτήσεων συμμετοχής μέχρι 10.7.2006, ώρα 10:00 
π.μ.. 

ΐν.3.5) Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
στην προσφορά η στην αίτηση συμμετοχής: Ελληνικά. 

ΐν.3.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος 
της προσφοράς ,12 μήνες από την αναφερόμενη προ¬ 
θεσμία παραλαβής προσφορών. 
ΐν.3.7) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών 
ΐν.3.7.1) Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται 
κατά το άνοιγμα των προσφορών (κατά περίπτωση) 
Εξουσιοδοτημένο κατά το ισχύον καταστατικό, μέλος 
του Δ.Σ. κάθε συμμετέχουσας στη δημοπρασία. Εργο¬ 
ληπτικής Επιχείρησης. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας Ε.Ε. 
είναι δυνατός ο διορισμός με ειδικό συμβολαιογραφικό 
πληρεξούσιο κοινού εκπροσώπου τους. 

ΙΝ/3.7.2) Ημέρα, ώρα και τόπος: Ημερομηνία; 10.7.2006, 
Ώρα 10:00 

Τόπος: Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού ΣυμβουΜου 
(1ος όροφος Παπουτσίδειου Μεγάρου, Πλατεία Ο,Τ.Ε.) 
ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
νΐ.1) Πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δημόσια σύμ¬ 
βαση; Όχι 

νΐ.2) Σχετίζεται η σύμβαση με σχέδιο ή/και πρόγραμμα 
χρηματοδοτούμενο από τα κοινοτικά Ταμεία: Ναι. 


Το έργο χρηματοδοτείται μέσω του Π.Ε.Π. Βορείου 
Αιγαίου 2000 - 2006 με ποσοστό συμμετοχής του ΕΤΠΑ 
κατά 75% και από Εθνικούς Πόρους με ποσοστό συμ¬ 
μετοχής 25%. 

νΐ.3) Πρόσθετες Πληροφορίες: Η παρούσα προκήρυξη 
διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο 24° 
άρθρο του Τεύχους της Διακήρυξης Δημοπρασίας και 
τους λοιπούς όρους της. Τα έξοδα δημοσίευσης της 
περίληψης διακήρυξης τόσο της αρχικής, όσο και των 
τυχόν επαναληπτικών δημοπρασιών, στον Τύπο και στο 
Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Διακή¬ 
ρυξης Δημοσίων Συμβάσεων), βαρύνουν τον Ανάδοχο 
του έργου. Η παρούσα θα δημοσιευθεί πλήρης στην 
ιστοσελίδα και το Ενημερωτικό Δελτίο του ΤΡΡ καθώς 
και στις εφημερίδες 1) ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 2) ΑΥΓΗ 
και 3) ΑΙΟΛΙΚΑ ΝΕΑ. 

νΐ.4 Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην 
επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
10.5.2006. 

VI.5 Ημερομηνία αποστολής στο Ενημερωτικό Δελτίο 
του ΤΕΕ και στις Εφημερίδες 17.5.2006 

Μυρίνα, 17 Μάίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΡΝΙΩΤΗΣ 

-♦- 

(14) 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΕΛΥΜΝΙΩΝ 

Αριθ. 2494 

Ο Δήμαρχος Ελυμνίων, διακηρύσσει την με ανοικτή 
δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του 
έργου: 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ. Δ. ΡΟΒΙΩΝ 

Προϋπολογισμού δημοπράτησης 255.000,00 Ευρώ (με 
αναθεώρηση και Φ.Π,Α.) 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Θησέας 
με 250.000 Ευρώ (ΜΕΤΡΟ 2.13): και από ίδιους πόρους 
με 5.000 Ευρώ και υπόκειται στις κρατήσεις που προ- 
βλέπονται νια τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της 
κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 του ν. 2166/1993 
(ΦΕΚ 137 Α/24-8-1993). 

Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης του έργου 
ανέρχεται σε 255.000,00 Ευρώ και αναλύεται σε: 

Δαπάνη εργασιών 153.314,25 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ) 
27.596,57 

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργα¬ 
σιών και του κονδυλίου ΓΕ+ΟΕ) 27.136,62 

Αναθεώρηση 6.238,28 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 40.714,28 

Το έργο θα εκτελεσθεί στο δ.δ Ροβιών Δήμου Ελυμνί¬ 
ων και περιλαμβάνει: 

ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ- ΣΚΥΡΟ¬ 
ΔΕΜΑΤΑ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ - ΤΕΧΝΙΚΑ 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υπο¬ 
βληθεί με το επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 
4 παράγραφος 4β του ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 του 
π.δ. 609/1985. 
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Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η 
χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο 
ν.3263/2004. 

Για την έγκαιρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατατί¬ 
θενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του 
άρθρου 23 παρ. 1 του π.δ. 609/1985, εγγυητικές επιστο¬ 
λές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί 
του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση 
και Φ.Π.Α. ήτοι στο ποσό των 4.160,95 Ευρώ. Οι εγγυη¬ 
τικές επιστολές απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που 
διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στο φορέα κατασκευής, 
είτε στον κύριο του. έργου και σε περίπτωση διαγωνι- 
ζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων 
τών μελών της. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό ορίζεται ή 5η Ιουνίου 2006 
ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών 
ορίζεται η 10:00 π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί 
την 15η Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά, δεσμεύει τον συμμε- 
τέχοντα στο διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 
23 παρ. 2 του π.δ. 609/1985, για διάστημα ενενήντα (90) 
ημερών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφο¬ 
ρών. 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν. 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α2,1η και 2η τάξη για έργα κατηγορίας 
Υδραυλικών με έδρα εκτός νομού Εύβοιας, ή έως και 
Ζης τάξης για έργα κατηγορίας Υδραυλικών με έδρα 
τον Νομό Εύβοιας και έναν όμορο νομό. 

β. Προερχόμενες, από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κα¬ 
τάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με την Α2,1η και 2η του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυ¬ 
ασμό μεταξύ τους υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι 
μικρότερο από 25%. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμονω¬ 
μένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς γιο. την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπλη¬ 
ρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπρά- 


τησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με στοι¬ 
χεία 2, 4, 5, 6. 7 και 8, διατίθενται από ΔΗΜΟ ΕΛΥΜΝΙΩΝ, 
οδός Αθηνάς 1. 

Πληροφορίες: Τεχνικό Τμήμα τηλ.: 22270-32110 (ΜΠΕ¬ 
ΝΕΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ) και Διοικητικό τηλ. 22270-31911 (ΣΤΕΡ- 
ΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ). 

Γ ια την παραλαβή τωγ τευχών οι ενδιαφερόμενοι 
καταβάλλουν την δαπάνη αναπαραγωγής τους-,, που 
ανέρχεται σε 50 ΕΥΡΩ. 

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερο¬ 
μένους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό, 
μέχρι και ΔΥΟ (2) ημερολογιακές ημέρες πριν από 
την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας, από 
τά γραφεία του ΔΗΜΟΥ ΕΛΥΜΝΙΩΝ. Εφόσον ζητη¬ 
θούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο εντός 
της επομένης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της 
αίτησης χορήγησης. Γ ια την παραλαβή των τευχών οι 
ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν την δαπάνη αναπαρα¬ 
γωγής τους. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρούμενης τηςα- 
νωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των υπολοίπων 
στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών, κ,λπ. στα 
γραφεία της αρχής που διεξάγει το διαγωνισμό κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν 
αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. 

Λίμνη, 16 Μάΐου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΑΝΕΣΤΗΣ ΨΑΡΡΟΣ 

-♦- 

(15) 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 

Ο Δήμαρχος Πατρέων διακηρύττει ότι πρόκειται να 
γίνει Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός με γραπτές και 
σφραγισμένες προσφορές δια συμπληρώσεως τιμολο¬ 
γίου και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή 
στο σύνολο των ειδών, για την προμήθεια υδραυλικών 
υλικών συντριβανιών, ποτίσματος πλατειών, κ.λπ. και 
Δημοτικών Διμερισμάτων Ελεκίστρας - Σουλίου - Μοίρα, 
προϋπολογισμού δαπάνης 195.360,44 ευρώ συμπεριλαμ¬ 
βανομένου του Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Πάτρα στο Δημοτικό Μέ¬ 
γαρο (Μαιζώνος 147 - 3ος όροφος) ενώπιον της αρμόδιας 
επιτροπής στις 31 Μάΐου 2006 ημέρα Τετάρτη και ώρα 
10:30 π.μ. Ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 11:00 π.μ. 

Ο εν λόγω διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις των π.δ/των 410/1995 και 28/1980, καθώς και 
τις όμοιες των ν. 2286/1995 και 2503/1997. 

Στον ανωτέρω διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Έλληνες 
και αλλοδαποί προμηθευτές, Νομικά Πρόσωπα ημεδαπά 
ή αλλοδαπά, αφού προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που 
προβλέπονται στη σχετική διακήρυξη και σύμφωνα με 
τους όρους αυτής. 

Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί 
με την προσφορά εγγύηση συμμετοχής σε ποσοστό 2% 
επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης (χωρίς Φ.Π.Α.) σε 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή 
εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας. 
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Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος, θα 
επαναληφθεί στις 7 Ιουνίου 2006 ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 10:30 π.μ. Ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 11:00 
π.μ. 

Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν το μειοδότη (άρ¬ 
θρο 22 π.δ/τος 28/1980). 

Αντίγραφο της διακήρυξης και πληροφορίες για το 
διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου (Μαιζώνος 
147 - 1ος όροφος, τηλ. 2610 - 966243). 

Η Δημαρχεύουσα 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΥΜΠΟΥΛΗ 

-♦- 

(16) 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΔΡΟΥ 

Αριθ. 1303 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Μούνδρου της Επαρχίας Λή¬ 
μνου Νομού Λέσβου εκθέτει σε ανοικτή δημοπρασία 
την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: 
«Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Δ.Δ. Ρωμανού και Δ.Δ. Λύ¬ 
χνων» προϋπολογισμού 30.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. από 
πιστώσεις ΣΑΤΑ. 

Για την δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της 
σύμβασης και την κατασκευή του θα ισχύσουν οι πα¬ 
ρακάτω διατάξεις: 

Ο ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων» (ΦΕΚ 23 Α/84) όπως τροποποιήθηκε και συ¬ 
μπληρώθηκε με τους Νόμους: 
ν. 2052/1992 άρθρα 6 και 20 (ΦΕΚ Α 94/5.6.92). 
ν. 2229/1994 άρθρα 1 έως και 4 (ΦΕΚ 138 Α/13.8.1994. 
ν. 2338/1995 άρθρο 13 (ΦΕΚ Α’ 202/14.9.1995). 
ν. 2372/1996 άρθρο 4 (ΦΕΚ Α 29/28.2.1996). 
ν. 2940/2001 (ΦΕΚ Α’ 180/6.8.2001). 
ν. 3212/2003 (ΦΕΚ 308Λ/28.9.2004). 
ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42Α/22.2.2005). 

Οι διατάξεις περί ονομαστικοποίησης των μετοχών 
εργοληπτικών επιχειρήσεων κ.λ.π. άρθρου 15 ν. 2328/1995 
(ΦΕΚ 159 Α795), άρθρο 11 ν. 2372/1996 (ΦΕΚ 29 Α/96), 
ν. 2533/1997 (ΦΕΚ 228 Α’/1997) και π.δ. 82/96 (ΦΕΚ 66 
Α’/1996), όπως ισχύουν μετά το ν. 3310/2005. 

Οι διατάξεις ν. 1642/1986 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α’ 25/1986) 
και 

Το άρθρο 27 του ν. 2166/1993 για κράτηση 6%ο στο 
ΤΣΕΜΕΔΕ (ΦΕΚ Α’ 137/24.8.1993). 
ν. 2362/1995 - Δημόσιο Λογιστικό (ΦΕΚ 247 Α’/95). 
ν. 3021/2002 (ΦΕΚ Α’ 142/19.6.2002). 

Το άρθρο 8 του ν. 2741/1999, (προσυμβατικός έλεγ¬ 
χος (ΦΕΚ 199 Α’/28.9.1999) όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει μετά τους ν. 3062/02 (ΦΕΚ 242Α/11.10.2002, ν. 
3090/2002 (ΦΕΚ 329Α/24.12.2002 και ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 
Α 30/14.2.2005). 

Το π.δ. 609/1985 (ΦΕΚ 223 Α’/1985) - Κατασκευή Δημο¬ 
σίων Έργων, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
με τα: 

π.δ. 286/1994, (ΦΕΚ Α’ 148/1994) 
π.δ. 368/1994, άρθρα 5, 6, 7, 8, 9 και 11 (ΦΕΚ Α’ 
201/1994). 


π.δ. 210/1997, (ΦΕΚ Α’ 166/97). 
π.δ. 285/1997, (ΦΕΚ Α' 207/97). 
π.δ. 218/1999 (ΦΕΚ 187 Α/16.9.1999). 

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες 
αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρο- 
νται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβα¬ 
τικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα 
κάθε διάταξη (Νόμος Διάταγμα, απόφαση, κ.λ.π.) που 
διέπει την εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβα¬ 
σης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, 
επιλεγομένου του συστήματος προσφοράς με ενιαίο 
ποσοστό έκτπωσης πάνω στις τιμές του τιμολογίου 
της Μελέτης που αναφέρονται σε ακέραιες μονάδες επί 
τοις εκατό, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1418/1984, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και με τους όρους του 
ν. 3263/2004. 

Οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν είναι- 
Καθαίρεση σκυροδέματος γενικές εκσκαφές, κράσπε¬ 
δα οδού και σκυρόδεμα κατηγορίας Ο 16/20, κ.λ.π. 

Η Δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου 
Μούνδρου στο Μούνδρο Λήμνου την 5.6.2006 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών την 
ώρα 10.00 π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δη¬ 
μοπρασία την 5.6.2006 τότε θα διενεργηθεί την 12.6.2006 
ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 
την ώρα 10:00 π.μ. 

Σην Δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις: 

α. Εγγεγραμένες το Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του ΥΠΕ- 
ΧΩΔΕ, για έργα Οδοποιίας κατηγορίας Α1, Α21ης τάξης 
οιονδήποτε Νομό και κατά τα νόμιμα. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες συμβάσεις Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. στα οποία 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμένες σε αυτούς και σε 
τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του 
Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημα κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, 
παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και πο¬ 
σοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β, και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/85 κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία, 
υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμ¬ 
μετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με το ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω 
του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθέ- 
ωρηση και Φ.Π.Α.) εφόσον δεν καλείται στη δημοπρα¬ 
σία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 
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Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο- 
νομένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
την συμμετοχή εγοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά Νόμο ορί¬ 
ζετε σε ποσό «523,80» € και βεβαιώνεται με την προ¬ 
σκόμιση ισόποσου γραμματίου εισπράξεως του Ταμεί- 
ου Παρακαταθήκων και Δανείων ή εγγυητική επιστολή 
αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου 
Μούδου στα τηλέφωνα 22540-71454 και στο ΦΑΞ στο 
τηλ. 22540-71321 και στην ΤΥΔΚ Λήμνου στο τηλ. 22540- 
23233. 

Μούδρος, 16 Μα'ίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ 

-*- 

(17) 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ 

Αριθ. 2900 

Ο Δήμαρχος Ευρωστίνης προκηρύσσει, στις 5 του 
μηνός Ιουνίου του έτους 2006 ημέρα της εβδομάδας 
Δευτέρα και ώρα από 09.00 π.μ. μέχρι 10:00 π.μ. στο 
Δημοτικό Κατάστημα Ευρωστίνης και ενώπιον της 
Επιτροπής Δημοπρασιών, θα διεξαχθεί διαγωνισμός με 
σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση του έργου: 
«Δημοτική Οδοποιία στο Δ.Δ. Δερβενιού». 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με το σύστημα προσφο¬ 
ράς επιμέρους ποσοστών κατά ομάδες τιμών με έλεγχο 
ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης (άρθρο 
4 παρ. 4β ν. 1418/1984 και 7 του π.δ. 609/1985). Το έργο 
χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ. 

Ο προϋ/μός του έργου ανέρχεται σε 45.000 € με 
Φ.Π.Α. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεως Α1, Α2 και 
1η του ν. 2940/2001 για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
και επιχειρήσεις γραμμένες στα Ν.Μ και πληρούν τις 
κατά το νόμο προϋποθέσεις. Για την συμμετοχή στον 
διαγωνισμό απαιτείται να κατατεθεί εγγυητική επιστο¬ 
λή € 756 (2% της προϋπολογιζόμενης αξίας του έργου 
με ανάλογη στρογγυλευση). Η εγγύηση παρέχεται με 
εγγυητική επιστολή Τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα 
στην Ελλάδα ή του ΤΣΜΕΔΕ, καθώς επίσης και με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, 
και να έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 6 του άρθρου 27 του π.δ. 609/1985. 

Σε περίπτωση που το ποσοστό έκπτωσης είναι με¬ 
γαλύτερο του ορίου 12% υποχρεούται να προσκομίσει 
πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην & 2 άρθρο 4 του ν. 32163/2004 

Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου ορίζεται 
σε εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες 


Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης υπάρχουν στα 
Γραφεία του Δήμου Ευρωστίνης και της ΤΥΔΚ Ν. Κο¬ 
ρινθίας, από τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
Δερβένι, 17 Μα'ίου 2006 
Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΟΥΣΚΑΣ 
-♦- 

(18) 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 

Αριθ. 3617 

Ο Δήμαρχος Αρτέμιδας διακηρύσσει την με ανοικτή 
δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του 
έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΓΟΥΣΙΟΥ, προϋπολογι¬ 
σμού δημοπράτησης 123.000 Ευρώ (με αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ν. 1418/1984, τα 
εκτελεστικά του διατάγματα, και το ν. 3263/2004, όπως 
αυτά ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής της Πε¬ 
ρίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο 
και καλεί τους ενδιαφερομένους εργολήπτες να υποβάλ¬ 
λουν προσφορά με το σύστημα ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ του άρθρου 4 παράγραφος 4β του ν. 1418/1984 
και του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985 για την ανάδειξη 
αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου. 

Γ ια τη συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να κατατε¬ 
θούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυήσεις συμμετοχής 
συνολικού ποσού 1877,86 Ευρώ. 

Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται πτυχίο 
ΜΕΕΠ Αΐ έως και 1η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟ¬ 
ΔΟΜΙΚΑ και Α έως και 1η τάξη για έργα κατηγορίας 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ή κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
με τα ανωτέρω πτυχία. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 19.6.2006, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. 

Αν για οιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί στις 
22.6.2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. 

Το έργο χρηματοδοτείται Α. με πίστωση 13000 € από 
ΣΑΤΑ 2005 και Β. με 50000 από τη ΣΑΤΑ 2006 για το 
έτος 2006 και με πίστωση 60000 € από τη ΣΑΤΑ 2007 
για το έτος 2007. 

Το σφραγισμένο και αριθμημένο έντυπο Οικονομικής 
Προσφοράς, (ένα για κάθε Ε.Δ.Ε.) καθώς και τα τεύχη 
δημοπράτησης διατίθενται από το Δήμο Αρτέμιδος μέ¬ 
χρι και την 14.6.2006. 

Άνω Λεχώνια, 17 Μαίου 2006 
Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜ. Γ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 
-♦- 

(19) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Αριθ. 004 

Ανακοινώνουμε ότι το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΠΑΠΑ- 
ΓΕΩΡΠΟΥ» διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό 
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για την προμήθεια διαφόρων αναλωσίμων υλικών για τις 
ανάγκες των Πανεπιστημιακών Κλινικών Παιδιατρικής 
και Παιδοχειρουργικής, καθώς και του Οδοντιατρικού 
Τμήματος του Νοσοκομείου, ετήσιας συνολικής προ- 
ϋπολογιστικής δαπάνης 32.000 € με Φ.Π.Α, με αριθμό 
διακήρυξης Νο 004/2006. 

Ανοιγμα προσφορών: Στην αίθουσα συνεδριάσεων 
του Νοσοκομείου. 

Γλώσσα: Ελληνική, 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: την 20.6.2006 
ημέρα Τρίτη, μέχρι την 11:30 ώρα, στο γραφείο Προμη¬ 
θειών, στο ισόγειο του Νοσοκομείου. 

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: την 
20.6.2006 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στο γραφείο Προ¬ 
μηθειών (αίθουσα συνεδριάσεων) του Νοσοκομείου. 

Η προσφορά θα συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή 
όπως ορίζεται στην διακήρυξη. 

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης στον Ελληνικό 
τύπο: την 17.5.2006. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 7:30 
έως 15:00 στο Νοσοκομείο «ΠΑΠΑΓΕΩΡΠΟΥ» Γραφείο 
Προμηθειών, Περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης - Νέα 
Ευκαρπία τηλ.: 2310 693.119. 

Θεσσαλονίκη 16 Μαίου 2006 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΠΟΥ 

-♦- 

( 20 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΤΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθ. ΤΥ 1989 

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Αρτας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για 
την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου: «Βελ¬ 
τίωση - συντήρηση δρόμου Ανω Καλεντίνη - Ρετσια- 
νά», προϋπολογισμού 121.239,13 € χωρίς αναθεώρηση 
και ΦΠΑ και συνολική δαπάνη με την αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α. 150.000,00 με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης ,σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 
1418/1984 και του π.δ. 609/1985 όπως τροποποιήθηκαν 
και συμπληρώθηκαν με τον ν. 2229/1994, 2940/2001, ν. 
3263/2004 κ.λ.π. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 08.06.2006 ημέρα Πέ¬ 
μπτη και ώρα 10 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα 
γραφεία της Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Άρτας (οδός Μαξίμου Γραικού 
αρ. 20). Γίνονται δεκτές μεμονωμένες εργοληπτικές 
επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και τάξης 
πτυχίου Α2. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 


αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυ¬ 
ασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις 
για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δι¬ 
αγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. Το 
όριο του ποσοστού έκπτωσης για το συγκεκριμένο έργο 
ορίζεται στο Δώδεκα τοις εκατό (12%) πέρνα του οποίου 
απαιτείται πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

Εγγύηση συμμετοχής 2% στον προϋπολογισμό του 
έργου εκ, 2.424,78 € που θα απευθύνεται στη Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α Αρτας. 

Σε περίπτωση αποτυχίας ο διαγωνισμός θα επαναλη- 
φθεί στις 15.6.2006 στον ίδιο τόπο και χρόνο. 

Τα έξοδα δημοσίευσης στον τύπο της παρούσας δια¬ 
κήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 60/2006. 

Αρτα, 16 Μα'ΐου 2006 

Ο Αντινομάρχης 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΤΕΚΟΥΜΕΣ 

-♦- 

( 21 ) 

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 

Αριθ. 2881 

Ο Δήμαρχος Ευπαλίου Ν. Φωκίδας, διακηρύσσει την 
με ανοιχτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κα¬ 
τασκευή του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΪΑ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΚΑΜΠΟΥ» Α.Μ. 30/2006, προϋπολογισμού μελέτης 
18.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. 

Η υπάρχουσα πίστωση ανέρχεται στο ποσό ευρώ 
17.000,00 με το ΦΠΑ και προέρχεται από ΣΑΤΑ 2005. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί, με το σύστημα προ¬ 
σφοράς «με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» (άρθρο 6 π.δ. 
609/1985), και σύμφωνα με το ν. 1418/1984, τα εκτελε¬ 
στικά του διατάγματα και το ν. 3263/2004, την 5η του 
μήνα Ιουνίου του έτους 2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
10η π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), στα γραφεία του 
Δήμου Ευπαλίου. 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία την 5.6.2006, τότε θα διενεργηθεί την 8η 
Ιουνίου 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γρα¬ 
φεία του Δήμου Ευπαλίου. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

1. Μεμονομένες εργοληπτικές ετηχ/σεις: 
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α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Α.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ καθώς και επιχειρήσεις εγγεγραμμένες «τα 
Νομαρχιακά Μητρώα (Εμπειροτέχνες). 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
«αρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού οχή¬ 
ματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες δια¬ 
τάξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατατε¬ 
θεί εγγυητική επιστολή 300,00 ευρώ που θα απευθύνε¬ 
ται προς το Δήμο Ευπαλίου Ν. Φωκίδας. 

Το σφραγισμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς, 
το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης 
θα διατίθενται στα γραφεία του Δήμου Ευπαλίου μέχρι 
και την 31η Μαΐου 2006 ημέρα Τετάρτη (τηλέφωνο για 
πληροφορίες 2634053271), 

Η δημοσίευση της παρούσας βαρύνει τον ανάδοχο. 

Ευπάλιο, 17 Μάίου 2006 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος 

ΜΑΡΙΑ ΠΛΟΥΜΗ 

-♦- 

( 22 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΕΙΡΑΣ 

Αριθ. 2051 

Ο Δήμαρχος Δήμου Αιγείρας προκηρύσσει ανοικτό 
δημόσιο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για 
την κατασκευή του έργου «Κατασκευή πλατείας Δ.Δ. 
Σελιάνας», με το σύστημα των επιμέρους ποσοστών 
έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 
4α του ν. 1418/1984 και του άρθρου 8 του π.δ. 609/1985 
και όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του π.δ. 218/99 
και το ν. 2940/2001 προϋπολογισμού 51.344,54 € και συ¬ 
νολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 61.100,00 €. 


Ο διαγωνισμός θα γίνει την 8.6.2006 ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) σιο Δημοτικό 
κατάστημα Αιγείρας, στην έδρα του Δήμου Αιγείρας ταυ 
Ν. Αχάίας ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία, τότε θα διενεργηθεί την 22.6.2006 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος «Ο.Π.Α.Α.Φ.» με υπάρχουσα πίστωση για ιό 
έτος 2006, 61.100,00 €. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφοράς: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη για έργα κατηγορίας 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.). 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογο! αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

δ. Επίσης γίνονται δεκτές και Επιχειρήσεις εγγεγραμ¬ 
μένες στα Νομαρχιακά Μητρώα για αντίστοιχα έργα, 
που ασκούνται από πρόσωπα που πληρούν τις προϋπο¬ 
θέσεις συμμετοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 
225/1993 (ΦΕΚ Α' 91). 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ οε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω 
του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς ανα¬ 
θεώρηση και Φ.Π.Α), εφόαον δεν καλείται στη δημοπρα¬ 
σία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 

4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Γ ια τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύ¬ 
ουν οι διατάξεις του ν. 1418/1984, του π.δ. 609/1985 του 
πδ. 410/1995, του π.δ. 171/1987, κ.λ,π. όπως τροποποιήθη- 
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καν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμςρα καθώς 
και του ν. 3263/2004. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των χιλίων είκοσι επτά Ευρώ (1,027,00 Ευρώ). 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 
12%, και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύ¬ 
ηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Ν.3263/2004. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου εκατόν 
είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στην έδρα 
του Δήμου Αιγείρας στο Δημαρχείο Αιγείρας, (Αρμό¬ 
διος: Ηλίας Ντόκος τηλ. 26960 39030) ή στην Τ.Υ.Δ.Κ. 
Δ/νσης Αυτ/σης και Αποκ/σης Ν. Αχαίας, Τσαμαδού 48 
- 26110 Πάτρα (Αρμόδια: ΒΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ τηλ. 
2610/312.201) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για να λά¬ 
βουν γνώση της μελέτης. 

Τα τεύχη δημοπράτησης χορηγούνται στους ενδιαφε¬ 
ρομένους μέχρι και την 5.6.2006 το αργότερο εντός ι ης 
επομένης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή σχετικής 
αίτησης στην Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Αχάίας (Αρμόδια η Βελλοπού- 
λου Φ. τηλ - 2610-316.798). | 

Αιγείρα, 15 Μάίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ 

-♦- 

(23) 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθ. 16776 

Ο Δήμαρχος Χαλκιδέων διενεργεί ανοικτή δημοπρα¬ 
σία με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσο¬ 
στά έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες για την ανάθεση 
κατασκευής του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ 9ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙ¬ 
ΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ» προϋπολογισμού 275.000,00 € (συμπε¬ 
ριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) σύμφωνα με τις διατάξεις 
εκτέλεσης των Δημοτικών έργων. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΥΠ.ΕΘ.Π.Θ 
(2003ΣΕ04760011) μέχρι το ύψος των 200.000,00 € 

Η Δημοπρασία θα γίνει την 5.6.2006 ημέρα Δευτέ¬ 
ρα και ώρα 10:00 π.μ (λήξη επίδοσης προσφορών), στα 
γραφεία του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου 
Χαλκιδέων (Φαρμακίδου 15 - Γραφείο Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφό¬ 
σον ανήκουν στην Α2,1η, 2η τάξη για έρνα κατηγορίας 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 


β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή 
από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυ¬ 
ασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 
609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης 
στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπο¬ 
λογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμειέχει 
και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία 
εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογι¬ 
σμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον 
δεν καλείται απ’ τή δημοπρασία, αθροίζεται στον προ¬ 
ϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις γιο 
την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγω¬ 
νισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 4.592,00 € και 
απευθύνεται προς τον Δήμο Χαλκιδέων. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των 
τευχών της μελέτης του έργου, κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες και να παραλάβουν το έντυπο προ¬ 
σφορών τουλάχιστον δυο εργάσιμες ημέρες πριν την 
ημέρα υποβολής των προσφορών (μέχρι 31.5.2006) από 
τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Φαρμα¬ 
κίδου 15 Χαλκίδα, τηλ. 22210 25555-81778. 

Χαλκίδα, 17 Μάίου 2006 
Ο Δήμαρχος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ 

-♦- 

(24) 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 

Αριθ. 3604 

Ο Δήμαρχος Ακρωτηρίου, διακηρύσσει, την με ανοιχτή 
δημοπρασία επιλογή αναδόχου με το σύστημα πρό¬ 
σφορος επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες 
τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων 
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τιμών της Υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας των προ- 
σφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης σύμφωνα 
με το άρθρο 4 παρ. β του ν. 1418/1984, και το άρθρο 7 
του π.δ. 609/1985 για την κατασκευή του έργου «ΑΣΦΑΛ- 
ΤΙΚΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 2006» προϋπολογισμού 
400.000,00 € (με ΦΠΑ και αναθεώρηση) ή 336.134.45 € 
(χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) σύμφωνα με τη 65/2006 
μελέτη της ΤΥΔΚ Ν. Χανίων, Α. Παπανδρέου 100, Χανιά 
73134, τηλ. 2821054090 Εαχ 2821023190, η οποία είναι η 
Διευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ν. 1418/1984, 
τα εκτελεστικά του διατάγματα και το ν. 3263/2004 
όπως αυτά τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύ¬ 
ουν σήμερα. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Ιδιους Πόρους ΟΤΑ. 

Η μελέτη του έργου έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 
97/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 
Ακρωτηρίου και η διακήρυξη με την υπ’ αριθμ. 154/2006 
απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Ακρω¬ 
τηρίου. 

Αρθρο 1: Κύριος του Έργου - Αναθέτουσα Αρχή 

Εργοδότης - Κύριος του έργου - Αναθέτουσα Αρχή 
είναι ο Δήμος Ακρωτηρίου. 

Φορέας κατασκευής του έργου - Δημοπρατούσα Αρχή 
είναι ο Δήμος Ακρωτηρίου. 

Προϊσταμένη Αρχή είναι το Δημοτικό Συμβούλιο του 
Δήμου Ακρωτηρίου που έχει έδρα το Πιθάρι Ακρωτη¬ 
ρίου. 

Αρθρο 2: Παραλαβή τευχών 

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπλη¬ 
ρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημο- 
πράτησης διατίθενται από την ΤΥΔΚ Ν. Χανίων (Δη¬ 
μοκρατίας 100, Χανιά, Πληροφορίες τηλ 2821054090, 
ΡΑΧ 2321025190. Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους 
ενδιαφερομένους εφόσον ζητηθούν τουλάχιστον δύο 
εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα υποβολής των προ¬ 
σφορών (χωρίς να ;προσμετράται η ημέρα του διαγων 
ισμού). Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το 
αργότερο εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας από 
την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή 
των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν την δαπάνη 
αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 20 ΕΥΡΩ στην 
ΤΥΔΚ Ν. Χανίων. 

Αρθρο 3: Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Γ ια την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατατί¬ 
θενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του 
άρθρου 23 παρ. 1 του π.δ. 609/1985, εγγυητικές επιστο¬ 
λές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί 
του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση 
και ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των 6.722,69 ευρώ. Οι εγγυητικές 
επιστολές απευθύνονται στο Δήμο Ακρωτηρίου και σε 
περάτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι 
κοινές υπέρ όλων των μελών της. 

Άρθρο 4: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλα¬ 
βής των προσφορών - Τόπος διεξαγωγής της δημοπρα¬ 
σίας. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής 
των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 5.6.2006 
ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών 
ορίζεται η 10:00 π.μ. 


Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί 
στις 12.6.006, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10.00 π.μ. (δεν 
αφορά τις περιπτώσεις επανάληψης της δημοπρασί¬ 
ας). 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου 
Ακρωτηρίου που έχει έδρα στο Πιθάρι Ακρωτηρίου, 
73100 Χανιά. 

Αρθρο 5: Δικαιούμενοι συμμετοχής 

Δεκτές στον διαγωνισμό γίνονται: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές εγχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην 1η τάξη για έργα κατηγορίας 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυα¬ 
σμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 7 
του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), υπό 
τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέ¬ 
χει στο κοινοχρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985, Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω 
του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς ανα¬ 
θεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρα¬ 
σία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών εγχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στην τάξη Α2 του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με τις πρσοποθέσεις της παρ. 42 του άρ¬ 
θρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου 
λόγω κοινοπραξίας). 

Κάθε εργοληπτική εγχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή ΔημοσίωνΈργων. 

Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πληρο¬ 
φορίες, διευκρινίσεις κ.λπ. για τον διαγωνισμό, αυτές θα 
παρέχονται από το Δήμο Ακρωτηρίου (τηλ. 2821069800) 
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και την ΤΥΔΚ Ν. Χανίων (τηλ. 2821034090), το αργότερο 
δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης 
υποβολής των προσφορών. 


Πιθάρι, 17 Μα'ΐου 2006 
Ο Δήμαρχος 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ 

-♦- 

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ 


(25) 


Ο Δήμαρχος Βαρθολομιού προκηρύσσει ανοικτό δημό¬ 
σιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφο¬ 
ρές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου 
«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΑΚΑΥΤΙ - ΒΑΡΘΟ- 
ΛΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΔΩΝ» 

προϋπολογισμού δαπάνης με ΦΠΑ 300.000,00 € από 
πιστώσεις ΘΗΣΕΑ. 

Η υποβολή προσφορών θα γίνει με ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης (άρθρο 6 π.δ. 609/1985). 

Η δημοπρασία θα γίνει την 8.6.2006 ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στην έδρα 
του Φορέα ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Αν για 
οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία, τότε θα διενεργηθεί την 19.6.2006 ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 10.00 π.μ. 

Γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις - κοινο¬ 
πραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων ΔΕ Α2 τάξης και 
άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου 
ισχύουν οι διατάξεις των ν. 1418/1984, ν. 3263/2004, π.δ. 
609/1985, π.δ. 410/1995, π.δ. 171/1987 όπως τροποποιήθη¬ 
καν και ισχύουν σήμερα. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 5.025,00 €. 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 
12%, κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύ¬ 
ηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου έξι (6) μή¬ 
νες. 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς για συμπλήρωση 
καθώς και τεύχη δημοπράτησης, διατίθενται από τα 
γραφεία του Φορέα τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέ¬ 
ρες πριν την ημέρα υποβολής των προσφορών (χωρίς 
να προσμετράται η ημέρα του διαγωνισμού) και χορη¬ 
γούνται το αργότερο εντός της επομένης εργάσιμης 
ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. 

Πληροφορίες στα γραφεία του Φορέα και της Τ.Υ.Δ.Κ. 
Ν. Ηλείας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Βαρθολομιό, 15 Μάΐου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΔΑΟΣ 


(26) 

Ε.Κ.Α.Β. 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 
Αριθ. 13489 

Ανακοινώνουμε ότι το Εθνικό Κέντρο Αμεσης Βοή¬ 
θειας διενεργεί ανοιχτό διαγωνισμό για την ασφάλιση 
ασθενοφόρων, κάλυψη προσωπικού ατυχήματος του 
προσωπικού στα ασθενοφόρα και τις αεροδιακομιδές. 

Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο 
ποσό των 1.540.000 €. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 
11η Ιουλίου 2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ. στα 
γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Κ.Α.Β., τέρμα 
οδού Υγείας, Τ.Κ. 11527, Αθήνα. 

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 11η Ιου¬ 
λίου 2006 ημέρα: Τρίτη και ώρα: 12.00 μ. της αυτής 
ημερομηνίας. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στον ελλη¬ 
νικό τύπο η 19, 20 και 22.5.2006. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στην Εφη¬ 
μερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η 17.5.2006. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
στην Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Κ.Α.Β., τέρμα Υγείας, ΤΚ 
11527, Αθήνα, τηλέφωνα: 210 / 7460317- 7460327, ΐαχ: 
210/ 7460222. 

Αθήνα, 17 Μάίου 2006 

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Διοικητικού και Οικονομικού 
ΣΩΤ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ 

-♦- 

(27) 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθ. 3604/Φ. ΕΡΓΟΥ 

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Εύβοιας - Διεύθυνση Τε¬ 
χνικών Υπηρεσιών διενεργεί ανοικτή δημοπρασία με το 
σύστημα προσφοράς ΜΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩ¬ 
ΣΗΣ για την ανάθεση κατασκευής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΙΑΛΤΡΑ - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΧΑ- 
ΔΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΠΑΛΤΡΩΝ (Τμήμα Α: Παράκαμ¬ 
ψη Αγ. Νικολάου)» προϋπολογισμού 2.300.000,00 € από 
πιστώσεις Π.Ε.Π. Στερεός Ελλάδας 2000-2006 σύμφωνα 
με τις διατάξεις του π.δ. 609/1985 περί ΔημοσίωνΈργων 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και τις διατά¬ 
ξεις του ν. 1418/1984 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
σήμερα και τις διατάξεις του ν. 3263/2004 «μειοδοτικό 
σύστημα ανάθεσης έργων». 

Η δημοπρασία θα γίνει την 15η του μηνάς Ιουνίου 
έτους 2006 ημέρα ώρα 10 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφο¬ 
ρών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών Ν.Α. 
Εύβοιας (Λ. ΧΑΙΝΑ 102)- Χαλκίδα. 

Σε περίπτωση που η δημοπρασία δεν διεξαχθεί για 
οποιοδήποτε λόγο κατά την ως άνω ημερομηνία αυτή 
θα διενεργηθεί την 22 του μηνός Ιουνίου έτους 2006 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

1. α) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 
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αΐ) Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
ΥΠΕΧΩΔΕ, εφόσον ανήκουν στην 3η τάξη και άνω για 
έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

β) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη ,στα 
οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών ,εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από 
ποιοτική και ποσοτική άποψη. 


2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β, γ, σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους υπό τους όρους του άρθρου 2 
παραγρ. 7 του π.δ 609/1985 (κοινοπραξία στην ίδια κα¬ 
τηγορία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση 
θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό 
συμμετοχής όχι μικρότερο από 25% της καλούμενης 
κατηγορίας. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί του προϋπο¬ 
λογισμού του έργου, δηλαδή 37.549 ,00 € και θα απευ¬ 
θύνεται είτε στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. 
Εύβοιας, είτε στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Εύβοιας. 

Στοιχεία που ζητούνται από τους ενδιαφερομένους 
θα παραδίδονται από την Υπηρεσία μέχρι και την 
9.6.2006. 

Χαλκίδα, 12 Μαΐου 2006 

Ο Νομάρχης 
ΑΘ. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Ολγας 227 

(2310) 423 956 

ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο 

(2410)597449 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63 

(210) 413 5228 

ΚΕΡΚΥΡΑ -Σαμαρά 13 

(26610) 89 122 

ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 

(2610) 638 109 


(26610) 89 105 


(2610) 638 110 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2 

(2810) 300 781 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο 

(26510) 87215 

ΛΕΣΒΟΣ - Πλ.Κωνσταντινουπόλεως 1 

(22510) 46 654 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 

(25310) 22 858 


(22510) 47 533 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη μορφή: 

• Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 βυτο, προσαυξανόμενη κατά 0,20 θυτο για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Για τα φωτοαντίγραφα ΦΕΚ σε 0,15 θυτο ανά σελίδα. 

Σε μορφή 0ϋ: 


Τεύχος 

Περίοδος 

ευπο 

Τεύχος 

Περίοδος 

ευκο 

Α' 

Ετήσιο 

150 

Αναπτυξιακών Πράξεων 

Ετήσιο 

50 

Α 

3μήνιαίο 

40 

Ν.Π.Δ.Δ. 

Ετήσιο 

50 

Α' 

Μηνιαίο 

15 

Παράρτημα 

Ετήσιο 

50 

Β’ 

Ετήσιο 

300 

Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 

Ετήσιο 

100 

Β' 

3μηνιαίο 

80 

Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου 

Ετήσιο 

5 

Β' 

Μηνιαίο 

30 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 

Ετήσιο 

200 

Γ' 

Ετήσιο 

50 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 

Εβδομαδιαίο 

5 

Δ' 

Ετήσιο 

220 

Α.Ε. & Ε.Π.Ε 

Μηνιαίο 

100 

Δ' 

3μηνιαίο 

60 





• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ σε μορφή οά-ΐΌΐπ από εκείνα που διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή και μέχρι 100 σελίδες σε 5 θυτο προσαυξανόμενη κατά 1 ευτο ανά 50 
σελίδες. 

• Η τιμή πώλησης σε μορφή οά-ΙΌπι δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σε 5 ευΐΌ ανά έτος. 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: τηλεφωνικά: 210 - 4071010, (3χ: 210 - 4071010 ίηΐΒΓΠθΙ : Ιι«ρ://νννννν.β1.9Γ. 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Σε έντυπη μορφή_Από το Ιηΐθτηβΐ 


Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.) 

225 € 

190 € 

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.) 

320 € 

225 € 

Γ' (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων) 

65 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.) 

320 € 

160 € 

Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

160 € 

95 € 

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 

65 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.) 

33 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

65 € 

33 € 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 

10 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 

2.250 € 

645 € 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) 

225 € 

95 € 

Πρώτο (Α’), Δεύτερο (Β') καιΤέταρτο (Δ') 

- 

450 € 


• Το τεύχος του ΑΣΕΠ (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές με πιν επιβάρυνση των 70 ουτο, ποσό το οποίο αφορά ταχυδρομικά έξοδα. 

• Για την παροχή δικαιώματος ηλεκτρονικής πρόσβασης σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη Α', Β', Δ', Αναπτυξιακών Πράξεων & 
Συμβάσεων, Δελτίο Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Διακηρύξεων, Δημοσίων Συμβάσεων και Α.Ε. & Ε.Π.Ε., η τιμή προσαυξάνεται πέραν του ποσού 
της ετήοιας συνδρομής έτους 2006, κατά 40 ουτο ανά έτος παλαιότητας και ανά τεύχος. 


* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ (το ποσό συνδρομής καταβάλλεται στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 2531 και το ποσό υπέρ ΤΑΠ ΕΤ (5% του 
ποσού της συνδρομής) στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 3512) .Το πρωτότυπο αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) θα πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στην 
αρμόδια Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράπεται και από τις ΔΟΥ. 

* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω ίπίοτηοί, με την καταβολή των αντίστοιχων ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ. 

* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ 
του ΤΑΠΕΤ. 

* Η συνδρομή ισχύει για ένα ημερολογιακό έτος. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 31 ην Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά. 


Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 210 527 9000 
Φωτοαντίγραφα παλαιών ΦΕΚ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΜΑΡΝΗ 8 - Τηλ. (210)8220885 - 8222924 
Δωρεάν διάθεση τεύχους Προκηρύξεων ΑΣΕΠ αποκλειστικά από Μάρνη 8 & Περιφερειακά Γραφεία 
Δωρεάν ανάγνωση δημοσιευμάτων τεύχους Α απά την ιστοσελίδα ταυ Εθνικού Τυπογραφείου 


Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από Οδ.ΟΟ' έως 13.00 





ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 
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